ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 87 — nr 147 z dnia 5.VIL.I954 r. w sprawie opinio- 
wania przez wojewódzkie komisje planowania 
gospodarczego niektórych zagadnień objętych pla- 
nowaniem centralnym, zgłaszania postulatów co 
do zagadnień planowanych centralnie oraz kon- 
troli wykonania planów. 


Poz. 88 — nr 156 z dnia 12.VII.1954 r. w sprawie opracowa- 
nia projektu pianu rozdziału robót budowlano- 
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montażowych i geologicznych oraz wstepnego zlc- 
cania tych robót. 


PISMA OKÓLNE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 89 — nr 13 z dnia 12.VII.1954 r. w sprawie terminarza 
opracowania projektu planu rozdziału robót bu- 
dowianc-montażowych i geologicznych oraz 
wstępnego zlecania tych robót na 1955 rok. 

Poz. 90 — nr 16 z dnia 5.VII.1954 r. w sprawie odstępo- 
wania przydziałów i sprzedaży materiałów roz- 
dzielanych. 


87. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 


nr 147 z dnia 5 lipca 1954 r. 
(znak: PT5d-01-5) 


w sprawie opiniowania przez wojewódzkie komisje plano- 
wania gospodarczego niektórych zagadnień objętych plano- 
waniem centralnym, zgłaszania postulatów co do zagadnień 
pianowanych centralnie oraz kontroli wykonania planów. 


Na podstawie uchwały nr 912 Rady Ministrów z dnia 
10 października 1952 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania terenowych komisji planowania gospodarczego 
(Monitor Polski Nr A-94, poz. 1459) zarządza się, co nastę- 
puje: P 

§ 1. Przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne działające 
na terenie danego województwa, a określone poniżej — o ile 
na nie nałożony został przez właściwe ministerstwo (cen- 
tralny urząd) obowiązek opracowania wniosków i mate- 
riałów do projektu planu gospodarczego na 1955 r. — obo- 
wiązane są przekazać właściwej terytorialnie wojewódzkiej 
kornisji planowania gospodarczego (WKPG) 1 egzemplarz 
tych wniosków i materiałów w zakresie niżej podanym 
w terminie określonym dla przekazania tych materiałów 
i wniosków właściwemu centralnemu zarządowi (jednostce 
równorzędnej): 

1) w zakresie przemysłu: przedsiębiorstwa podległe Mini- 
strowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, ekspozytury 
Państwowego Przedsiębiorstwa Krawiecko-Kuśnierskie- 
go, Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych 
(PGR) podległe Centralnym Zarządom (CZ) terytorial- 
nym i zespoły PGR podległe CZ branżowym — całość 
materiałów bez zestawień zbiorczych, oraz okręgowe za- 
rządy Technicznej Obsługi Rolnictwa (TOR) — całość 
materiałów, 

2) w zakresie gospodarki rolnej: Zjednoczenia PGR podle- 
głe terytorialnym i zespoły PGR podległe CZ branżo- 
wym — całość materiałów bez zestawień zbiorczych, 

3) w zakresie gospodarki leśnej: Okręgi Lasów Pańsiwo- 
wych — materiały dotyczące produkcji drewna i użytków 
ubocznych oraz wywózki drewna, zalesień i ochrony 
lasów, 


4) w zakresie komunikacji: Wojewódzkie Zarządy Dróg Pu- 
blicznych — materiały dotyczące dróg państwowych, Dy- 
rekcje Okręgowe Kolei Państwowych — materiały doty- 
czące kolei dojazdowych, Zarządy Okręgowe Państwowej 
Komunikacji Samochodowej (PKS) — materiały dotyczące 
przewozów i taboru, 


5) w zakresie obrotu towarowego: wojewódzkie jednostki 
organizacyjne handlu hurtowego, jednostki handlu deta- 
licznego i żywienia zbiorowego oraz oddziały zaopatrze- 
nia robotniczego (OZR), z wyjątkiem Wojskowej Cen- 
trali Handlowej (WCH), Centrali Produktów Naftowych, 
konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
(MBP), Państwowego Przedsiębiorstwa Usługowego (PPU) 
„Orbis“ — całość materiałów, 

6) w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej: Dy- 
rekcje Budowy Osiedli Robotniczych (DBOR), hotele PPU 
„Orbis“ — całość materiałów, gazownie — materiały do- 
tyczące sprzedaży gazu dla gospodarstw domowych, 


7) w zakresie urządzeń socjalno-kulturalnych: szkoły za- 
wodowe Dyrekcji Okręgowych Szkolenia Zawodowego 
(DOSZ), żłobki i przedszkola przyzakładowe, kina, tea- 
try, szpitale kliniczne akademii medycznych i instytutów 
naukowo-badawczych oraz wojewódzkie komitety kultury 
fizycznej —- całość materiałów, 

e) w zakresie gospodarki wodnej: Zjednoczenia PGR podle- 
głe CZ terytorialnym, zespoły PGR podległe CZ branżo- 
wym, Okręgi Lasów Państwowych — materiały dotyczące 
melioracji; Rejony Dróg Wodnych, Zarząd Energetyczny 
Okręgu (hydroenergetyka) i przedsiębiorstwa resortów 
przemysłowych, w których planowane są inwestycje wo- 
dne, kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków — materiaży 
dotyczące tych inwestycji. 

§ 2. 1. WKPG opracowują opinie do otrzymanych mate- 
riałów i wniosków ($ 1), jak również postulaty, dotyczące 
innych zagadnień gospodarki planowanej centralnie, przede 
wszystkim tych, które są powiązane z działalnością tereno- 
wych rad narodowych oraz stanowią specyficzne zagadnie- 
nie terenowe, jak np. budownictwo mieszkaniowe DBOR, 
gospodarka rolna, gospodarka leśna oraz zadrzewienia, prze- 


i mysł rolno-spożywczy, eksploatacja złóż torfowych, drogi 


państwowe, transport PKS, hurt i detal w obrocie towa- 
rowym, gospodarka wodna, szkolnictwo zawodowe, kina, 
teatry, muzea, wystawy, zabytki, żłobki i przedszkola przy- 
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zakładowe, świetlice przyzakładowe i organizacji społecz- 
nych oraz biblioteki, kultura fizyczna, prace naukowo-ba- 
dawcze zakładów i instytutów naukowych, produkcja przed- 
siębiorstw budowlanych i biur projektowych dla potrzeb 
planów terenowych. 

2. WKPG opracowuje opinie i postulaty w oparciu o: 
materiały i wnioski otrzymane zgodnie z postanowie- 
niami $ 1, 
własną znajomość potrzeb i możliwości wykorzystania 
rezerw terenu, 
materiały sprawozdawcze z realizacji zadań planu cen- 
tralnego, 
plany zagospodarowania przestrzennego. 


3. Postulaty i opinie WKPG powinny być ujęte w zwięzłej 
formie i zawierać konkretne wnioski wraz z ekonomicznym 
uzasadnieniem. Treść postulatów powinna być dokładnie 


przeanalizowana i powinna dotyczyć istotnych zagadnień | 


gospodarczych w skali wojewódzkiej, ważnych a nie uregulło- 
wanych lub niewłaściwie uregulowanych. 


4. Dla pogłębienia treści zgłaszanych postulatów i opinii 
WKPG powinny współpracować w tym zakresie z właści- 
wymi wydziałami prezydium WRN, Pow. KPG, aktyweni 
gospodarczym oraz zakładami naukowo-badawczymi. 


5 WKPG mogą przekonsultować opracowane projekty ; 
własnych postulatów z zainteresowanymi jednostkami go- | 


spodarczymi. 

$ 3. Opracowane przez aparat wykonawczy WKPG postu- 
laty i opinie, o których mowa w $$ 1 j 2, powinny być za- 
twierdzone przez kolegium WKPG. 


$ 4. 1. WKPG przesyła zatwierdzone przez kolegium po- 
stulaty i opinie w odpowiednich wycinkach w f egzemplarzu 
do właściwych centralnych zarządów (jednostek równorzę- 
dnych) i ministerstw (urzędów centralnych) oraz w 2 egzem- 
plarzach do PKPG (1 egz. w całości do Departamentu Pla- 
nów Terenowych i Lokalizacji oraz odpowiednie wycinki 
w 1 egz. do właściwych departamentów branżowych) — 
w terminie do 15 sierpnia 1954 r. 


2. Opinie i postulaty przekazywane do właściwego resortu 
i PKPG powinny zawierać całość materiałów WKPG, doty- 
czących danego działu gospodarki narodowej. 


$5. 1. Centralne zarządy (jednostki równorzędne), mini- 
sterstwa (urzędy centralne) oraz PKPG (departamenty bran- 
żowe) powinny wykorzystać przesłane im opinie i postulaty 
WKPG w pracach nad projektami planów gospodarczych; 
w razie potrzeby mogą zażądać od WKPG przesłania do- 
datkowych wyjaśnień i uzupełnień. 


2. Nieuwzględnienie przez resorty postulatów i opinii 
WKPG w projektach planów gospodarczych powinno być 
zakomunikowane przez resorty wraz z uzasadnieniem PKPG 
(Departament Plunów Terenowych i Lokalizacji i właściwy 
departament branżowy) oraz w odpisie WKPG, jednocze- 
śnie z przesłaniem projektu planu resortu do PKPG. 


$6. 1. Ministerstwa (urzędy centralne), którym podlegaja 
jednostki gospodarcze wymienione w § 1, w terminie do 
1 miesiąca po zatwierdzeniu NPG lub planu wieloletniego, 
przekażą do WKPG w 1 egzemplarzu odpowiedni wycinek 
zadań planowych rocznych oraz wieloletnich planów gospo- 
darczych, w przekroju wojewódzkim, obejmujących zagadnie- 
nia podlegające opiniowaniu przez WKPG. 

2. Wszelkie zmiany zachodzące w ciągu roku w planach 


gospodarczych przesłanych do WKPG w trybie postanowień | 


ust. 1, powinny być przekazywane do WKPG. 
$ 7. 1. Przewodniczący WKPG powinni przeprowadzać 
kontrolę wykonania zadań planu gospodarczego: 
a) w zjednoczeniach i zespołach PGR, w Okręgach Lasów 
Państwowych, w Okręgowych Zarządach TOR, w Woje- 
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wódzkich Zarządach Dróg Publicznych, w Zarządach 
Okręgowych PKS, w Dyrekcjach DBOR, w Dyrekcjacł 
Okręgowych Szkolenia Zawodowego, w Okręgowych Za 
rządach Kin, w Wojewódzkich Komitetach Kultury Fi- 
zycznej — szkołach zawodowych, podległych minister- 
stwom, we wszystkich jednostkach handlu detalicznego 
i żywienia zbiorowego oraz OZR (z wyjątkiem WCH, 
CPN, konsumów MBP i PPU „Orbis*'), w szpitalach kli- 
nicznych akademii medycznych i instytutów naukowo- 
badawczych — w zakresie całości planu, 

b) w zakładach i przedsiębiorstwach — w zakresie żłobków 
i przedszkoli przyzakładowych. 


2. W przypadku zaobserwowania poważniejszych niedocią- 
gnięć lub niewłaściwości w realizacji zadań planu w jed- 
nostkach gospodarczych, o których mowa w $ 1, a nie wy- 
mienionych w ust. 1, oraz realizacji zadań planowych, 
o których mowa w $ 2 w ust. 1, zobowiązuje się prze- 
wodniczących WKPG do sygnalizowania swoich spostrzeżeń 
PKPG (Departament Planów Terenowych i Lokalizacji). Kon- 
trolę przebiegu wykonania zadań planu w tych jednostkach 
Przewodniczący WKPG może wykonać jedynie na podstawie 
specjalnego upoważnienia, udzielonego przez PKPG (Dyrek- 
tora Departamentu Planów Terenowych i Lokalizacji w po- 
rozumieniu z Dyrektorem właściwego departamentu branżo- 
wego). 

3. Zobowiązuje się przewodniczących WKPG do składania 
PKPG (Departament Planów Terenowych i Lokalizacji oraz 
właściwemu departamentowi branżowemu) sprawozdań łącz- 
nie z wnioskami opartymi na przeprowadzonych kontrolach 
(ust. 1—2). 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
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88. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 


nr 156 z dnia 12 lipca 1954 r. 
(znak: BU3-49-6) 


w sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót bu- 
dowlano-montażowych i geologicznych oraz wstępnego zle- 
cania tych robót. 


$ 1. Przy opracowywaniu projektu planu rozdziału robót 
budowlano-montażowych i geologicznych i wstępnym zle- 
caniu tych robót przedsiębiorstwom budowlano-montażowym 
i geologicznym inwestorzy oraz jednostki planujące remonty 
powinny stosować zasady i tryb ustalone w instrukcji Pań- 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) nr 24-6 
w sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót 
i wstępnego zlecania robót budowlano-montażowych, sta- 
nowiącej załącznik do zarządzenia nr 160 z dnia 24 czerwca 
1953 r. (Biuletyn PKPG nr 20, poz. 83) ze zmianami poda- 
nymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 


$ 2. Przy opracowaniu projektów planu rozdzialu robót 
geologicznych i wstępnym zlecaniu tych robót oraz przy 
opracowaniu projektów programu produkcji inwestorzy 
i przedsiębiorstwa geologiczne powinny stosować ponadto 
zasady i tryb ustalony w instrukcji nr 24-d Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego, stanowiącej załącznik 
do zarządzenia nr 208 z dnia 29 lipca 1953 r. (Biuletyn PKPG 
nr 24, poz. 104) ze zmianami zawartymi w załączniku nr 3 
do niniejszego zarządzenia, 


Załączniki.” 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. Fr. Blinowski 
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F- 127 
; Załącznik nr 1 do zarządzenia Prze- 
1 wodniczącego PKPG nr 156 z dnia 
12 lipca 1954 r. 
Zmiany instrukcji PKPG nr 24-¢ w sprawie opracowania 
projektu planu rozdziału robót i wstępnego zlecania robót 
budewlano-montażowych. 


1 W § 2 ust. 1 dodaje się zdanie treści następującej: 

„Plan rozdziału robót budowlano-montażowych ujmuje od- 

rębnie roboty geologiczne i geofizyczne. 

2. W $ 2 ust. 2 na końcu dodaje się następujące słowa: 

„oraz nakładów na roboty geologiczne i geofizyczne“. 

3. § 3 ust, 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez roboty geologiczne i geofizyczne należy rozumieć: 

1) poszukiwania geologiczne oraz próbne wiercenia pod 
budowę, będące przedmiotem „nakładów na prace ba- 
dawcze i projektowe”, 

2) badania geologiczne i geofizyczne oraz poszukiwania 
bogactw naturalnych nie "związane z konkretnie 
określoną inwestycją i będące przedmiotem „pozosta- 
łych nakładów inwestycyjnych" 

zaliczane łącznie, zgodnie z podziałem inwestycji wg podsta- 
wowych rodzajów, do grupy „inne nakłady inwestycyjne" 
(§ 17 pkt 4 instrukcji PKPG nr 93)“. 

4. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 


i „3. Przepisy niniejszej instrukcji w zakresie planowania 
rozdziału i zlecania robót budowlano-montażowych oraz 
w zakresie przedsiębiorstw budowlano-montażowych (wyko- 
nawców) stosuje się odpowiednio do robót i przedsiębiorstw 
geologicznych i geofizycznych". e 

5. W $ 7 ust. 2 dodaje się na końcu następujące słowa: 

„oraz montaż maszyn i urządzeń wykonywany przez pań- 
stwowe przedsiębiorstwa przemysłowe nie będące wytwór- 
cami tych maszyn i urządzeń”. 


6. W § 13 pkt 1 „Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe 
objęte planem centralnym“ wprowadza się następujące 
zmiany: 

W podpunkcie 1) lit. a) wartość kosztorysową robót wyko- 
nywanych przez przedsiębiorstwa ogólnobudowlane Mini- 
sterstwa Budowniętwa Przemysłowego obniża się — w ge- 
neralnym wykonawstwie z 10,0 mio zł na 6,0 mio zł, a w bez- 
pośrednim wykonawstwie z 5,0 mio zł na 3,0 mio zł. 

Podpunkt 12) otrzymuje brzinienie: 

„12) Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Materiałów 
Budowlanych prowadzą roboty geologiczne w zakresje su- 
rowców skalnych oraz drobne roboty budowlano-montażowe 
inwestycyjne i remontowe dla swego resortu“. 

Podpunkt 15) otrzymuje brzmienie: 

„15) Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Drobnego 
i Rzemiosła wykonują roboty montażowe związane z remon- 
tem urządzeń spichrzowych i piekarnianych oraz roboty ogól- 
nobudowlane i inżynieryjne dla zakładów przemysłu torfo- 
wego (budowa, odbudowa, adaptacja budynków i urządzeń, 
odkrywka torfowisk)". 

Podpunkt 16) otrzymuje brzmienie: 

„16) Przedsiębiorstwa Ministerstwa Żeglugi wykonują ro- 
boty czerpalne i podwodne, roboty związane z montażem 
urządzeń rybołówstwa morskiego oraz roboty geologiczne 
dla swego resortu“. 

Dodaje się nowy podpunkt 18) o następującej treści: 

„18) Przedsiębiorstwa Ministerstwa Gospodarki Komunal- 
nej wykonują roboty geologiczne dla potrzeb swego resortu“. 

7. W § 13 pkt 2 „Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe 
objęte planami terenowymi“ wprowadza się następujące 
zmiany: La 

w podpunkcie 1) po wyrazach „Ministerstwa Rolnictwa* 
dodaje się wyrazy „Ministerstwa Państwowych Gospodarstw 
Rolnych“, 
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8. § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 


„5. Spółdzielniom budowlanym (spółdzielniom pracy) moż- 
na zlecać roboty remontowe i konserwacyjne oraz w wyjąt- 
kowych przypadkach drobne roboty inwestycyjne. Zlecanie 
robót remontowych i konserwacyjnych spółdzielniom po- 
mocniczym normują odrębne přžzepisy“. 


- 


9. § 40 otrzymuje brzmienie: 


„§ 40. Inwestorzy i jednostki planujące remonty obowią- 
zane są ustalić w ramach projektu rozdziału robót planowe 
zapotrzebowanie niektórych materiałów na roboty budo- 
wlano-montażowe i geologiczne przewidziane do wykonania 
systemem zleceniowym i gospodarczym. Szczegółowy tryb 
planowania zapotrzebowania tych materiałów określają od- 
rębne przepisy o planowaniu zaopatrzenia materiałowo-tech- 
nicznego. 

Uwaga. Przy opracowaniu projektu planu na rok 1955 
obowiązuje instrukcja PKPG o planowaniu zaopatrzenia ma- 
teriałowo-technicznego ha rok 1955, stanowiąca załącznik do 
zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 149 z dnia 6 lipca 
1954 r. (Biuletyn PKPG nr 18, poz. 84)“. 


10. $$ 41—52 skreśla się. 


11. W „Objaśnieniach do wzoru kwestionariusza zlecenia 
obiektu (roboty) wzór K-1 „po pkt 7 dodaje się pkt 7-a 
o następującym brzmieniu: 


„7a) Wypełnianie kwestionariusza można ograniczyć do 
mniejszej ilości egzemplarzy, niż podana w pkt 7, jeżeli 
właściwe ministerstwa ustalą, że: 

1) biuro projektów, składające oświadczenie w części II 
kwestionariusza, zamiast zatrzymania odpisu rejestruje 
kwestionariusz w odpowiednim rejestrze, 


|2) wykonawca bezpośredni rejestruje kwestionariusz rów- 
nież bez zatrzymania odpisu, z 
3) zleceniodawca naczelny udziela zlecenia jednostce nad- 
rzędnej wykonawcy (wykonawcy), przesyłając mu kwe- 
stionariusz wypełniony w części IV i wykaz zleceń we- 
dług wzoru IRB-1, nie zatrzymując odpisu kwestionariu- 
sza dla siebie, 
4) jednostka nadrzędna wykonawcy (wykonawca) potwierdza 
przyjęcie zlecenia w części V kwestionariusza — dokonu- 
jąc adnotacji w wykazie zleceń IRB-1 bez zatrzymywania 
odpisu kwestionariusza, 
5) inwestor centralny potwierdza zlecenie w części VI kwe- 
stionariusza również bez pozostawienia kopii kwestiona- 
riusza dla siebie, poprzestając na dokonaniu adnotacji 
na wykazie wg wzoru IRB-1. 


Wszystkie wymienione jednostki dokonują odpowiednich 
wpisów na przesyłanych im kolejno egzemplarzach kwestio- 


nariusza, który po wypełnieniu części VI, wraca do inwe- 
stora bezpośredniego. 


Inwestor bezpośredni, po przeniesieniu wszystkich spisów 
na pozostawiony u siebie odpis kwestionariusza, przesyła 
oryginał i odpis do wykonawcy. 


Wykonawca wpisuje na obu egzemplarzach oświadczenie 
o przyjęciu zlecenia do programu produkcji i zwraca odpis 
inwestorowi a oryginał kwestionariusza zachowuje u siebie. 

W przypadku przyjęcia zasad podanych wyżej minister- 
stwa ustalą wzory rejestrów, które powinny prowadzić biura 
projektów, inwestorzy i wykonawcy oraz ewentualnie ich 


jednostki nadrzędne“. 
* 
12. W „Objaśnieniach do wzoru zestawienia ogólnego pro- 


jektu rozdziału robót — wzór IRB-2* dodaje się na końcu 
następujące dwa zdania: 

„W drugim nakładzie formularzy wg wzoru IRB-2 (1954 r.) 
wymienione są imiennie — poniżej wiersza B. II — wszyst- 
kie przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i geologiczne za- 
równo objęte planem centralnym jak i planami terenowymi. 
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Niezależnie od wykazania na formularzu wg wzoru IRB-2 
zleceń dla przedsiębiorstw terenowych w skali ogólnokrajo- 
wej, należy na formularzu wg wzoru IRB-3 (strona 2-ga) 
podać zlecenia dla przedsiębiorstw terenowych w układzie 
wg województw, grup přzédsigbiorstý i rodzajów nakła- 
dów“. 


Załącznik nr 2 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 156 z dnia 
12 lipca 1954 r. 


Zmiany instrukcji PKPG nr 24-d 
w sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót geo- 
logicznych i wstępnego ich zlecania oraz projektu programu 
produkcji przedsiębiorstw geologicznych. 


1. W § 1 po nawiasie dodaje się wyrazy: „z późniejszymi 
zmianami“ i dotychczasowy tekst oznacza się jako ustęp 1 
oraz dodaje się ustęp 2 o treści następującej: 

„2. Przez użyte w niniejszej instrukcji w sposób ogólny 
wyrażenie: „roboty geologiczne i geofizyczne“ rozumie się: 

1) roboty z zakresu geologii właściwej (objęte planem geo- 

logii): 

a) zdjęciowe, tj. wiercenia, roboty górnicze i inne prace 
wykonywane w celu sporządzenia zdjęć geologicznych 
i geofizycznych, 

b) surowcowe, tj. wiercenia, roboty górnicze i inne prace 
wykonywane w celu ustalenia stopnia poznania zaso- 
bów złóż kopalin, 

2) roboty geotechniczne, tj. wiercenia i inne prace wykony- 
wane w celu wyjaśnienia warunków geologicznych wzno- 
szenia budynków i budowli (posadowienie budynków itp.), 
jak również 

3) roboty hydrogeologiczne, tj. wiercenia i inne prace wy- 
konywane w celu ustalenia stanu wód gruntowych lub 
ich eksploatacji", 

2. W § 2. pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Roboty hydrogeologiczne i geotechniczne ($ 1 ust. 2, 
pkt 2 i 3) jako nie objęte planem geologii nie będą wyka- 
zywane przez zleceniodawców w formularzach wymienio- 
nych w ust. 1, lecz na formularzach ustalonych w instruk- 
cji 24-c oraz na formularzach wg wzorów GH-i i GT-1, sta- 
nowiących załączniki do niniejszej instrukcji. Formularze te, 
wypełnione zgodnie z przepisami $ 11, zleceniodawcy prze- 
ślą po 1 egzemplarzu do Centralnego Urzędu Geologii (De- 
partament Planowania) oraz do właściwych wykonawców“. 

3. $ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na formularzach, o których mowa w ust. 1, przedsię- 
biorstwa umieszczą dane dotyczące wszystkich zleconych im 
do wykonania robót tj. zarówno robót objętych planem geo- 
logii jak i robót geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz 
ewentualnie także robót eksploatacyjnych". 

4. Dodaje się $ 11 treści następującej: 

„§ 11. Podaje się sposób wypełniania formularzy wg wzo- 
rów GH-1, wymienionych w § 2 pkt 2. 
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Wzór GH-1 — dotyczy prac hydrogeologicznych planowa- 
nych przez inwestora. 
W rubryce 2 należy podać przedmiot poszczególnych prac 
hydrogeologicznych, w rubryce 3 — dokładną ich lokaliza- 
cję z wyszczególnieniem nazwy województwa, powiatu, gmi- 
ny i wsi (osady). 
Rubryki 4—6 poświęcone są określeniu w litrach na mi- 
nutę globalnego zapotrzebowania wody pitnej, przemysłowej 
lub balneologicznej na danym obiekcie, 
Rubryki 7—11 dotyczą wierceń, prac laboratoryjnych oraz 
opracowania dokumentacji z określeniem wykonawcy, roz- 
miarów i wartości robót. Łączna wartość prac w rubryce 12 
powinna odpowiadać sumie wartości uwidocznionych dla każ- 
dego tematu w rubrykach 9 i 11. 
Wzór GT-1 dotyczy prac geotechnicznych, objętych planem 
inwestycyjnym. 
Rubryki 2—13 nie wymagają objaśnień. 
Kwota w rubryce 14 powinna odpowiadać dla każdego 
tematu sumie kwot uwidocznionych w rubrykach 7, 9, 
Miss 
5. We wzorze nr B-8 w rubryce 1 „Nazwa pracy“ pkt I i II 
otrzymują następujące brzmienie: 
„I. Ogólny przerób przedsiębiorstwa 
w tym: 
a) wiercenia geologiczne, 
b) roboty górnicze, 
c) rowy i sondy, 
d) prace geofizyczne, 
e) zdjęcia geologiczne, 
f) wiercenia hydrogeologiczne, 
g) wiercenia geotechniczne, 
h) opracowanie dokumentacji surowcowej, 
i) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, 
j) opracowanie dokumentacji geotechnicznej, 
k) inne prace.“ 
„II. Rozmiar prac w jednostkach rzeczowych 

a) wiercenie ręczne, 
b) wiercenie mechaniczne obrotowe, 
c) wiercenie mechaniczne udarowe, 
d) roboty górnicze, 
e) rowy i sondy, 
f) zdjęcia geologiczne, 
g) wiercenia hydrogeologiczne, 

_ h) wiercenia geotechniczne, 

W rubryce 2 „Jednostka miary* w odniesieniu do pkt I 
jako jednostkę miary zamiast milionów złotych (mil. zł) 
przyjmuje się tysiące złotych (tys. zł). 

W odniesieniu do pkt IÑ jako jednostki miary przyjmuje 
się dla pozycji a) do c) oraz g) i h) — tysiące metrów bie- 
żących (tys. mb.) a dla pozycji f) — kilometry kwadratowe 
(km?).“ 

6. We wzorze 7g skreśla się dotychczasowe rubryki 8—10 
i wprowadza się nową rubrykę 8 „Uwagi“. 

Załączniki. e 
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Załącznik do instrukcji nr 24-d 
Wzór GT-1 


Roboty geotechniczne planowane na 195... r. 


| Wiercenia 
| Powierz- | 
| chaia | wai- 
Lp Temal Lokalizacja |badanego| wyko-| Ilość | tość 
obszaru |pawca| mb |w tys 
| wha zł 
- | 
| 
I 2 ; 4 5 6 7 
li | 
| | 
i i | 
| 


89. 


PISMO OKÓLNE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 
nr 13 z dnia 12 lipca 1954 roku 
(znak: BU3-49-8) 


w sprawie terminarza opracowania projektu planu rozdziału 
robót budowlano-montażowych i geologicznych oraz wstęp- 
nego zlecania tych robót na 1955 rok. 

W celu właściwego wykonania uchwały nr 346 Prezydium 
Rządu z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie opracowania Na- 
rodowego Planu Gospodarczego podaje się następujące wska- 
zówki i terminarz opracowania projektu planu rozdziału 
robót budowlano-montażowych i geologicznych oraz zlecania 
tych robót na 1955 r. 

à l. Projekt planu rozdziału robót budowlano-montażowych 
! geologicznych (projekt rozdziału robót) na rok 1955 należy 
opracować zgodnie z zasadami ustalonymi: 

1) w instrukcji Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego (PKPG) nr 24-c w sprawie opracowania projektu 
planu rozdziału j wstępnego zlecania robót budowlano-mon- 
tażowych oraz instrukcji PKPG nr 24-d w sprawie opra- 
cowania projektów planu rozdziału robót geologicznych 
i wstępnego ich zlecania oraz projektu programu produkcji 
brzedsiębiorstw geołogicznych, zmienionych zarządzeniem 
Przewodniczącego PKPG nr 156 z dnia 12 lipca 1954 r. 
W sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót bu- 
dowlano-montażowych i geologicznych oraz wstępnego zle- 
Cania tych robót (Biuletyn PKPG nr 19 poz. 89); 

2) w zarządzeniu Przewodniczącego PKPG nr 10 z dnia 
12 stycznia 1954 r. w sprawie zasad i trybu ostatecznego 
Ustalenia planu oddawania obiektów do użytku na 1954 r. 
(w zakresie pojęć i zasad uzgadniania tego planu, podanych 
w „objaśnieniach*, stanowiących załącznik do zarządzenia); 

3) w instrukcji PKPG w sprawię opracowania planu za- 
Opatrzenia materiałowo-technicznego na 1955 r., stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 149 
z dnia 6 lipca 1954 r. (w zakresie planowania przez inwe- 
storów zapotrzebowania na niektóre materiały dla robót 
budowlano-montażowych) (Biuletyn PKPG nr 18, poz. 84). 

2. W rozumieniu niniejszego pisma okólnego pod pojęciem 
inwestora bezpośredniego, naczelnego lub centralnego rtależy 
rozumieć również odpowiednie jednostki planujące remonty. 

3. Dla czynności przewidzianych instrukcją nr 24-c oraz 

"nr 24-d ustala się następujące terminy: 


A. w zakresie planu centralnego: 

1) inwestor bezpośredni lub główny wypełnia w terminie 

kwestionariusze zleceń, uzyskuje oświadczenię “do dnia: 

iura projektów co do prawidłowości danych 

orz rejestruje kwestionariusze zleceń u general- 
|AVeh (bezpośrednich) wykonawców 


31 lipca 
1954 r. 


Ka 
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nie nie przyjęte uprzednio do rejestracji 


Opracowanie dokumentacji lematu 


2) inwestor bezpośredni lub główny występuje 
do właściwej wojewódzkiej — a w m. st. War- 
szawie i m. Łodzi — do miejskiej komisji plano- 
wania gospodarczego (WKPG. MKPG), z wnio- 
skiem o ustalenie wykonawcy dla zleceń nie 
przyjętych do rejestracji przez wybranych wy- 


w terminie 
do dnia: 


2 sierpnia 


konawców 1954 r. 
3) WKPG (MKPG) wydaje wstępne decyzje 4 sierpnia 
o ustaleniu wykonawcy 1954 r. 
4) inwestor bezpośredni lub główny zareje- 
struje zgodnie z decyzją WKPG (MKPG) zlece- 6 sierpnia 
1954 r. 
5) inwestor bezpośredni lub główny opraco- 
wuje projekt rozdziału robót i przesyła go inwe- 6 sierpnia 
storowi naczelnemu 1954 r. 


6) inwestor naczelny udziela wstępnych zleceń 
wykonawcom upoważnionym do przyjmowania 
zleceń (tj. w zasadzie centralnym zarządom bu- 
downictwa, zarządom wojewódzkim przedsię- 
biorstw terenowych) przesyłając im kwestiona- 
riusze i wykazy zleceń 


12 sierpnia 
1954 r. 
1) inwestor naczelny opracowuje zbiorczy pro- 


jekt rozdziału robót i przesyła do inwestora cen- 
tralnego 


12 sierpnia 
1954 r. 


8) inwestor centralny uzgadnia z ministerstwa- 
mi (urzędami centralnymi) nadzorującymi wyko- 
nawców wykazy zleceń generalnych i bezpośre- 
dnich i zawiadamia te ministerstwa oraz co do 
zleceń dla przedsiebiorstw terenowych — także 
właściwe WKPG (MKPG) — o zmianach wpro- 
wadzonych do projektu rozdziału robót, wykazu 
zleceń i kwestionariuszy 


21 sierpnia 
1954 r. 

9) inwestor centralny opracowuje zbiorczy pro- 
jekt rozdziału robót i przesyła go do PKPG 


26 sierpnia 
1954 r. 


10) generalni wykonawcy (centralne zarządy 
budownictwa i inne jednostki upoważnione do 


przyjmowania zleceń) udzielają zleceń podwyko- 20 sierpnia 


nawcom 1954 r. 
B. w zakresie planów terenowych: 

1) inwestor bezpośredni lub główny wypełnia 
kwestionariusze zleceń, uzyskuje oświadczenie è 
biura projektów co do prawidiowości danych 
oraz rejestruje kwestionariusze u generalnych 31 lipca 
(bezpośrednich) wykonawców 1954 r. 

2) inwestor bezpośredni lub główny występuje 
do WKPG z wnioskiem o ustalenie wykonawcy 
dla zleceń nieprzyjętych do rejestracji przez wy- 2 sierpnia 
branych wykonawców 1954 r. 


Nr 19'poz. 89—90 


w terminie 


do dnia: 
3) WKPG wydaje wstępne decyzje o ustaleniu 4sierpnia 
wykonawcy 1954 r. 
4) inwestor bezpośredni lub główny rejestruje 
zgodnie z decyzją WKPG zlecenia nie przyjęte 6 sierpnia 
uprzednio do rejestracji 1954 r. 
5) inwestor bezpośredni lub główny opraco- 
wują projekt rozdziału robót.i przesyłają inwe- 6 sierpnia 
storowi naczelnemu 1954 r. 
6) inwestor naczelny udziela wstępnych zleceń 
wykonawcom na szczeblu upoważnionym do 
przyjmowania zleceń (tj. w zasadzie centralnym 
zarządom budownictwa, zarządom wojewódzkim 
przedsiębiorstw terenowych) — przesyłając im 12 sierpnia 
kwestionariusze i wykazy zleceń do dnia 1954 r. 
7) inwestorzy naczelni (wydziały fachowe pre- 
zydiów wojewódzkich rad narodowych i jed- 
nostki analogicznego szczebla) opracowują zbior- 
cze projekty rozdziału robót i przesyłają je do 12 sierpnia 
inwestorów centralnych oraz WKPG (MKPG) 1954 r. 
8) WKPG (MKPG) analizuje projekty rozdziału 
robót, uzgadnia wykazy zleceń ze zleceniodaw- 
cami i wykonawcami oraz przesyła potwier- 
dzone przez siebie projekty rozdziału robót 
i wykazy zleceń do inwestorów centralnych 
i ministerstw nadzorujących wykonawców 19 sierpnia 
{przedsiębiorstwa terenowe) 1954 r. 
9) inwestor centralny opracowuje zbiorczy 26 sierpnia 
projekt rozdziału robót i przesyła go do PKPG 1954r. 
10) generałni wykonawcy (zarządy wojewódz- 
kie przedsiębiorstw terenowych i inne jednostki 
upoważnione do przyjmowania zleceń) udzielają 20 sierpnia 
zleceń podwykonawcom 1954 r. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
w z. Fr. Blinowski 
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PISMO OKÓLNE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PŁANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 


nr 16 z dnia 5 lipca 1954 r. 
(znak: BI-2B-33-14) 


w sprawie odstępowania przydziałów i sprzedaży materiałów 
rozdzielanych. 


_ Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej stwier- 
dziła, że zachodzą jeszcze przypadki odstępowania przy- 
działów materiałów rozdzielanych lub sprzedaż tych ma- 
teriałów przez jednostki jednych resortów jednostkom pod- 
ległym innym resortom. Tego rodzaju postępowanie jest 
sprzeczne z przepisami dekretu z dnia 29 października 
1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego 
i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301). Jaskrawym przy- 
kładem takiego postępowania jest sprzedaż przez Gliwickie 
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różnym jednostkom państwowym i spółdzielczym a nawet 
osobom prywatnym bez zgody właściwych władz. Sprawa 
tej sprzedaży skierowana została do prokuratora. 


W związku z podanym wyżej naruszeniem obowiązujących 
przepisów oraz nawiązując do postanowień $ 12 uchwały 
nr 191 Prezydium Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 r. w spra- 
wie wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicz- 
nego (Monitor Polski Nr A-42, poz. 625), Państwowa Komisja 
Planowania Gospodarczego wyjaśnia, co następuje: 


1. Odstąpienie przydziałów lub sprzedaż materiałów 
otrzymanych w ramach planów rozdziału, ustalonych przez 
Prezydium Rządu lub właściwych ministrów, jednostkom 
innego resortu, są zabronione. Przydziały materiałów przy- 
znane dla wykonania sposobem gospodarczym inwestycji lub 
kapitalnych remontów nie mogą być odstępowane, a mate- 
riały nabyte na podstawie przydziału nie mogą być sprz 
dawane jednostkom, którym powierzono wykonanie robót 
(z reguły chodzi tu o spółdzielnie budowlane); jednostkom 
tym można zlecić jedynie wykonanie robót z powierzonych 
materiałów. Przydziały materiałów przyznane inwestorom 
w celu wykonania robót systemem zleceniowym nie mogi 
być odstępowane wykonawcom, a materiały nabyte ag 
podstawie przydziału nie mogą być sprzedawane wyko- 
nawcom. Wydanie materiałów wykonawcom uważać należy 
za wydanie do przerobu. 


2. Zawiadomienia o rezygnacji z przydziałów należy 
w każdym przypadku składać właściwej centrali zbytu. 


3. W konkretnych, sporadycznych przypadkach konieczność 
dokonania sprzedaży materiału rozdzielanego jednostce in 
nego resortu, sprzedaż ta może nastąpić tylko za zgodą wła 
ściwej centrali zbytu. 


4. Jeżeli chodzi o postanowienie $ 12 ust. 2 (zdanie osta- 
tnie) wyżej wymienionej uchwały, przewidujące określeni 
przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowani 
Gospodarczego przypadków, kiedy odstępowanie przyda 
łów lub materiałów będzie dopuszczalne, Państwowa Komi 
sja Planowania Gospodarczego, po przeanalizowaniu zaga* 
dnienia, doszła do wniosku, że ustalenie zasady generalnej 
określającej takie przypadki jest niewskazane zwłaszcza! 
że zainteresowane resorty nie zgłosiły w tej sprawie żadnyc” 
postulatów. O ile w poszczególnych resortach uregulowanił 
takich spraw stałoby się konieczne, odpowiednie wnioski 
powinny być zgłoszone Państwowej Komisji Planowania Go 
spodarczego. 


5. Sprzedaż materiałów rozdzielanych w ramach upłynnie” 
nia nadwyżek materiałowych, zgodnie z zarządzeniem Prze 
wodniczącego PKPG nr 177 z dnia 2 maja 1951 r. w sprawić 
ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbę 
dnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzenio* 
wych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach pań 
stwowych (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-46, poz, 60% 
Nr A-51, poz. 685 i Nr A-87, poz. 1202 oraz z 1953 r. Nr A-3 
poz. 34) — powinna następować wyłącznie za pośrednictwem 
właściwej jednostki zbytu. 
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Wydawca: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze. Przedsiębiorstwo Państwowe, W-wa, ul. Poznańska 15, tel. 860-71, w. e 


PRENUMERATA: kwartalna 18 zł, półroczna 36 zł, roczna 72 «ł. Cena egz. 2 zł. 
Zamówienia i wpłaty na prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz Hstonosze. 


Zamówienie PWG 341/Cz/54, podpisano do druku 17.VIH.54 r., druk ukończono 21.VIL.54 r. 
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Nakład 21628. Papier druk. sat. kl. VII/A! 60 gr., ark. wyd. 1. 


Zam. 4005/c. Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, Warszawa. 


CENA NUMERU 2 ZŁ. 


5-B-11450 i 


j 


